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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 327 

8 Ιουνίου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 


Αριθμ. 2697 

Ο Δήμος Σητείας διακηρύττει ότι την 3η του μηνός 
Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10: 00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα Δ.Σ 
του Δήμου Σητείας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρα¬ 
σία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπλη¬ 
ρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν. 3263/04, 
Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, 
τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού 
Τοπικής Κοινότητας Λάστρου». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 175399 και πρόκειται για 
το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού Τοπικής 
Κοινότητας Λάστρου». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικά με προϋπολογισμό 
93.502,18 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 23.516,40 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγο¬ 
ρία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 108.329,31 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 29 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας 
ανέρχεται στο ποσό των 225.347,89 ΕΥΡΩ (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 277.177,90 ΕΥΡΩ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Σητείας Π. Βαρθολομαίου 9 μέχρι την 
Πέμπτη 28-06-2012. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 


Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν σύμφω¬ 
να με το αρ. 21 της αναλυτικής διακήρυξης: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 (Κ/Ξίες), Α2,1η, για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Α1, Α2,1η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
και Α1 (Κ/Ξίες), Α2,1η, για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην ανάλογη τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
των κατηγοριών της 21.1α με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
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21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων'Εργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 4.507 
ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Σητείας. Η ισχύς της θα είναι διάρκειας 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα 
πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστο 180 ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ενενήντα 
ημέρες (90) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» 
με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2828, Κωδ: 
2012ΣΕ28280028) 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σητείας, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος Βιτσεντζάκης Γιάννης (τηλ.: 2843340553 Φαξ: 
2843024584) και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σητείας (τηλ: 2843340558 Φάξ 2843024584), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σητεία, 5 Ιουνίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΕΔΕΤΑ.Ε. 

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε δέκα 
(10) τμήματα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ- 
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υπο- 
έργο «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Έργου «Ηλε¬ 
κτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση 
του Ανοιχτού Λογισμικού» 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (Α) ΕΠΑΦΗΣ: 
Εθνικό ΔίκτυοΈρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ ΑΕ, Με¬ 
σογείων 56,115-27, Αθήνα, υπόψη κου Τ. Χιώτη, τηλ: 210- 
7474240, φαξ: 210-7474490, ο-πιαίΙ: ΙοίιΙοΙί5@9ΓΠθ1.9Γ, Διεύ¬ 
θυνση διαδικτύου: Ηΐΐρ: //ννννίΛ/.ρΓηβΙ.ρΐ'/Γίρ-ορθηβουΐΌθ/ 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Εθνι¬ 
κό ΔίκτυοΈρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ ΑΕ, Μεσο¬ 
γείων 56, 115-27, Αθήνα, υπόψη Σ. Μαυρογιάννη, τηλ: 
210-7474263, φαξ: 210-7474490, ο-πιαίΙ: ΒΡΡορθΠ3ουΐΌθ@ 
9ΓΠΘ1.9Γ, και όλα τα σχετικά έγγραφα από το ΙΙΒΙ: Ηΐίρ: 
//νννννν.ρΓηθΙ.θΓ/όρ-ορθηεοϋΓΟθ/ 


Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα 
είναι διαθέσιμα από: Εθνικό ΔίκτυοΈρευνας και Τεχνο- 
λογίας-ΕΔΕΤ ΑΕ, Μεσογείων 56,115-27, Αθήνα, υπόψη κας 
Ε. Βουζίκα, τηλ: 210-7474259, φαξ: 210-7474490, θ-πιαίΙ: 
ΒΡΡορθΠ3ουΓθθ@9 ι ' η β1·90 και όλα τα σχετικά έγγραφα 
από το ΙΙΒΙ: άΙΙρ: //νννννν.ρΓηθΙ.ρόόρ-ορθηεουΓΟθ/ 

Προσφορές αποστέλλονταί: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας 
και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ ΑΕ, Μεσογείων 56,115-27, Αθήνα, 
υπόψη κου Τ. Χιώτη, τηλ: 210-7474240, φαξ: 210-7474490, 
ο-πιείΙ: Ιοίιίοίί5@9ΐ·ηβί.9Γ 

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Εθνικό Ερευνητικό 
Δίκτυο 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους 
άλλων αρχών ανάθεσης: Όχι. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του έργου είναι η επιλογή δέκα Αναδοχών, 
οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως «Μονάδες Αριστείας», 
με έργο τη διοργάνωση και εκτέλεση δράσεων εκπαί¬ 
δευσης για την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στις ακό¬ 
λουθες δέκα (10) θεματικές περιοχές που αποτελούν και 
τα τμήματα του διαγωνισμού: 

• Τμήμα Α: Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, 
ενδεικτικά αναφέρονταί: 

• Τμήμα Β: Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

• Τμήμα Γ: Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοί¬ 
κηση 

• Τμήμα Δ: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

• Τμήμα Ε: Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

• Τμήμα ΣΤ: Τουρισμός 

• Τμήμα Ζ: Αγροτική Ανάπτυξη-Περιβάλλον 

• Τμήμα Η: Μεταφορές-Ναυτιλία 

• Τμήμα Θ: Πολιτισμός 

• Τμήμα I: Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 

Κάθε υποψήφιος δύναται να καταθέσει προσφορά 
για ένα μόνο τμήμα της προκήρυξης, με ποινή απο¬ 
κλεισμού. 

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΘΡν): 
72000000 

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι 

Συνολική ποσότητα ή έκταση της σύμβασης: Δέκα 
συμβάσεις.. Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του 
έργου ανέρχεται αντίστοιχα σε €975.610 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 224.39 0€. Συγκεκριμένα: 

• Τμήμα Α - Βασικές εφαρμογές / Εφαρμογές ΕΛ/ 
ΛΑΚ: εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ - 120.000,00€ (ποσό 
ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ 
-97.561,00 €, πλέον ΦΠΑ είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια 
τριάντα εννιά ευρώ - 22.439,00 €). 

• Τμήμα Β - Εκπαιδευτικό Λογισμικό: εκατόν είκοσι 
χιλιάδες ευρώ - 120.000,00€ (ποσό ενενήντα επτά χιλι¬ 
άδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ -97.561,00 €, πλέον 
ΦΠΑ είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννιά ευρώ 
- 22.439,00 €). 

• Τμήμα Γ - Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοί¬ 
κηση: εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ - 120.000,00€ (ποσό 
ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ 
-97.561,00 €, πλέον ΦΠΑ είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια 
τριάντα εννιά ευρώ - 22.439,00 €). 

• Τμήμα Δ - Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορι¬ 
ών: εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ - 120.000,00€ (ποσό 
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ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ - 
97.561,00 €, πλέον ΦΠΑ είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια 
τριάντα εννιά ευρώ - 22.439,00 €). 

• Τμήμα Ε - Επιχειρηματικές Εφαρμογές / Υπηρεσίες 
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: εκατόν είκοσι χιλιά¬ 
δες ευρώ - 120.000,00€ (ποσό ενενήντα επτά χιλιάδες 
πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ -97.561,00 €, πλέον ΦΠΑ 
είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννιά ευρώ 

- 22.439,00 €). 

• Τμήμα ΣΤ - Τουρισμός: εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ 
-120.000,00€ (ποσό ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια 
εξήντα ένα ευρώ -97.561,00 €, πλέον ΦΠΑ είκοσι δύο χι¬ 
λιάδες τετρακόσια τριάντα εννιά ευρώ - 22.439,00 €). 

• Τμήμα Ζ - Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον: εκα¬ 
τόν είκοσι χιλιάδες ευρώ - 120.000,00€ (ποσό ενενήντα 
επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ -97.561,00 
€, πλέον ΦΠΑ είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα 
εννιά ευρώ - 22.439,00 €). 

• Τμήμα Η - Μεταφορές - Ναυτιλία: εκατόν είκοσι 
χιλιάδες ευρώ - 120.000,00€ (ποσό ενενήντα επτά χιλι¬ 
άδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ -97.561,00 €, πλέον 
ΦΠΑ είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννιά ευρώ 

- 22.439,00 €). 

• Τμήμα Θ - Πολιτισμός: εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ 
-120.000,00€ (ποσό ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια 
εξήντα ένα ευρώ -97.561,00 €, πλέον ΦΠΑ είκοσι δύο χι¬ 
λιάδες τετρακόσια τριάντα εννιά ευρώ - 22.439,00 €). 

• Τμήμα I - Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας: εκα¬ 
τόν είκοσι χιλιάδες ευρώ - 120.000,00€ (ποσό ενενήντα 
επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ -97.561,00 
€, πλέον ΦΠΑ είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα 
εννιά ευρώ - 22.439,00 €). 

Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια του 
έργου ανέρχεται τριάντα έξι (36) μήνες από την ημε¬ 
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης για κάθε τμήμα του 
έργου. 

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ¬ 
ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

1. Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί 
ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετο¬ 
χής για κάθε τμήμα του έργου για το οποίο εκδηλώνει 
ενδιαφέρον, ύψους 5% επί του συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού του κάθε τμήματος του έργου συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
είναι οι ακόλουθες: 

• Τμήμα Α- Βασικές εφαρμογές / Εφαρμογές ΕΛ/ 
ΛΑΚ 

έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

• Τμήμα Β - Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

• Τμήμα Γ - Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοί¬ 
κηση 

έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

• Τμήμα Δ - Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

• Τμήμα Ε - Επιχειρηματικές Εφαρμογές / Υπηρεσίες 
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

• Τμήμα ΣΤ - Τουρισμός 

έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 


• Τ μήμα Ζ - Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον 
έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

• Τμήμα Η - Μεταφορές - Ναυτιλία 
έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

• Τ μήμα Θ - Πολιτισμός 

έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

• Τμήμα I - Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 
έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

Κάθε εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

2. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το κάθε 
τμήμα του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος, το αργό¬ 
τερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης ποσοστού 10% επί της συμβατικής αξίας 
του τμήματος του έργου χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι διάρκειας τριάντα 
οκτώ (38). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
εντός διαστήματος 10 ημερών μετά την Οριστική Πο¬ 
σοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υπηρεσιών. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και ανα¬ 
φορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: όπως 
στο τεύχος προκήρυξης. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγρα¬ 
φή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: Δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που είναι εγκατε¬ 
στημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπο¬ 
γράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον 
όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρί¬ 
τες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 
με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με 
το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Δικαιούμενοι 
συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν 
συσταθεί με την νομοθεσία κράτους - μέλους της ΕΕ ή 
του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ 
ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με 
την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ 
των ανωτέρω χωρών και που ασχολούνται νόμιμα στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχε¬ 
τικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα: όπως τεύχος 
προκήρυξης 

Τεχνική ικανότητα: όπως τεύχος προκήρυξης 
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ 

Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη: Όχι. 

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικάπροσόντα των στελε¬ 
χών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της 
σύμβασης: Ναι. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 
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Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τακριτήρια που 
αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκε¬ 
λο η αναθέτουσα αρχή: αρ. πρωτ. Προκήρυξης: 4353/ 
ΠΤ/1.6.2012 

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπλη¬ 
ρωματικών εγγράφων ή Περιγραφικού εγγράφου 

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή 
για την πρόσβαση σε έγγραφα: 09/07/2012 και ώρα 17:00 

Έγγραφα με πληρωμή: Όχι. 

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και όροι 
για το άνοιγμα τωνπροσφορών: 16/07/2012- ώρα 15:00 

Τόπος: Εθνικό ΔίκτυοΈρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ 
ΑΕ, Μεσογείων 56,115-27, Αθήνα. 

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να πα- 
ρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπρο¬ 
σώπους τους. 

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Ελληνικά. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: 240 ημέρες (από την ημερομηνία διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού). 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι. 

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟΉ/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ¬ 
ΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑ¬ 
ΜΕΙΑ: Το προκηρυσσόμενο έργο θα χρηματοδοτηθεί 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και συγκεκριμένα τον Αξονα Προτεραιότη¬ 
τας 2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επι¬ 
τροπή Ενστάσεων ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56,115-27, Αθή¬ 
να, θ-πιαϋ: ζοίρ3Π@9ΓΠθί.9Γ, Τηλ. 210 - 7474274, Διεύθυνση 
ΙπΙθγπθΙ (υΡΙ_): ΗΙίρ: //νννν\Λ/.9Γηθί·9Γ. Φαξ 210 - 7474490. 

Υποβολή προσφυγών- Προσφυγές κατά της Διακήρυ¬ 
ξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ 
αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και 
της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα 
με τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173). 

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πλη¬ 
ροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Επιτρο¬ 
πή Ενστάσεων ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56,115-27, Αθήνα, 
θ-πιβίΙ: ζοίρ3Π@9ΓΠΘ{.9η Τηλ. 210 - 7474274, Διεύθυνση 
ΙπΙθγπθΙ (ΕΙΒΕ): Ηίίρ: //\λλλλλ/.9ιτιθ1.9ι·. Φαξ 210 - 7474490. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗ¬ 
ΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 01/06/2012 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2012 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Π. ΤΣΑΝΑΚΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αριθμ. 42787/2012 

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διά της 
Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και της 


Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας 
Οδικού Αξονα Σερρών - όρια Π.Ε. Σερρών - Κιλκίς στο 
τμήμα γέφυρας Στρυμόνα - Καστανούσας» με προϋπο¬ 
λογισμό 600.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Α) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩ- 
ΣΙΑ 

Β) Κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Γ) Κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ 

Αναλυτικά: 

Δαπάνη εργασιών: 281.000,00€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
50.580,00€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε. 49.737,00€, Απολογι¬ 
στικές εργασίες I 2.000,00€, Απολογιστικές εργασίες II 
- αξία ενσωματούμενης ασφάλτου 101.685,00€. 

Αναθεώρηση: 2.802,88€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%: 112.195,12€ 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, μέχρι τις 21/06/2012 (αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Σαμαράς Κων/νος τηλέφωνο 
23213-55128, ΕΑΧ επικοινωνίας 23213 - 55142). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/06/2012, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η και 2η τάξη ανεξαρτήτως νομού 
έδρας και 3η τάξη εντός νομού ή σε έναν δεύτερο επι¬ 
λεγμένο νομό για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κα¬ 
τηγορίας. 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.701,00 ΕΥΡΩ αν 
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εννέα (9) μηνών και 
30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), 

6. Η μελέτη του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Οικ/22333/2949/19.09.2011 απόφαση της 
Π.Ε. Σερρών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους του έτους 2011 του Περιφερειακού 
Προγράμματος Επενδύσεων της Π.Ε. Σερρών σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 219/14-7-11 απόφαση του Περιφερει¬ 
ακού Συμβουλίου (20% κατανομής πιστώσεων Κ.Α.Π. 
2011) και με την υπ’ αριθμ. 165/26-04-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (Κ.Α.Π. 2012) - Κωδ. Έργου 
2131ΣΕΡ015ΚΑΠ11. 

Η ανάληψη δέσμευσης πίστωσης ποσού 140.000,00€ 
για το έτος 2012 έγινε με την αριθμ. 1869 (αρ. πρωτ. 
172195/2019/15.05.2012) απόφαση του διατάκτη. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Θεσσαλονίκη, 29 Μα'ΐου 2012 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Αριθμ. 14830 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟ¬ 
ΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ», με προϋπολογισμό 613.072,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%). 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: 

• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
492.433,00€ (εργασίες, ΓΕ και ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 
15%) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρε¬ 
σία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 
20,00 € (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8: 00-13: 
00), μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.649, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας: 210.66.04.646, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία: Οικονόμου Σοφία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Ιουνίου 2012 
ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που 
περιλαμβάνει «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρ¬ 
θρου 4 παράγραφος 4β του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου 


• τάξεις 1η, 2η και 3η τάξης ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.849,00 ΕΥΡΩ, η 
οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα ΔΕΚΑ (10) 
μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) 
μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προ¬ 
σφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται ΣΑΤΑ του Δήμου Παλλή- 
νης για το έτος 2012. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης. 

Γέρακας, 25 Μάίου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Αριθμ. 25890/31-5-2012 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» 
και σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό 
του Συμβούλιο κατά την 15η/24-5-2012 συνεδρίασή του 
(θέμα εκτ 2ο) γνωστοποιεί ότι τροποποιούνται οι όροι 
των τεχνικών προδιαγραφών ως κάτωθι: 

1) Για το ζητούμενο είδος με κωδικό 80166010: 

Ο όρος των τεχνικών προδιαγραφών «ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕ- 
ΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ-ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟ¬ 
ΠΛΙΣΜΟ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» τροποποιείται ως εξής «ΣΕΤ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ-ΠΛΑΣΜΑΦ ΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 

2) Για το ζητούμενο είδος με κωδικό 80166011: 

Ο όρος των τεχνικών προδιαγραφών «ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑ- 
ΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» τροποποιείται 
ως εξής «ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩ¬ 
ΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 

Οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης παραμένουν ως 
έχουν. 

Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 
άΙίρ://νν\ΛΛ/ν,ίρροΙ<ΐ'3ΐίο.ς|ΐ' (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις - 
Διαγωνισμοί»). 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Αριθμ. Διακ. 11/2012 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διενεργεί Διεθνή 
Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την «Ανάπτυξη Λογισμικών για 
την υποστήριξη του Υποέργου 4». Ο προϋπολογισμός 
είναι 125.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 




2638 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


και 101.788,61 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων είναι 30 Ιουλίου 2012 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 09: 00 π.μ., η ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού 30 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10: 00. π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη των 
παρακάτω λογισμικών: 

1. [Λογισμικό 1]: Λογισμικό Στατιστικής Επεξεργασίας 
Δεδομένων, αξιολόγησης και μέτρησης ποιότητας, 

2. [Λογισμικό 2]: Λογισμικό επέκτασης/βελτίωσης του 
ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης της Μονάδας 
Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης 

Είναι αποδεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής 5% της συνολικής προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
ήτοι 6.260,00 ευρώ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 
μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η 
χρηματοδότηση γίνεται από την Πράξη «Ελληνικό Ανοι¬ 
κτό Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ 296121, που έχει εντα¬ 
χθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια 
Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλι¬ 
σης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) 
η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή'Ενωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς 
πόρους, μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) του ΥΠΔΒΜΘ. Η πληρωμή της αξίας του προ- 
σφερόμενου έργου θα γίνει: 30% με την παράδοση του 
πρώτου παραδοτέου της σύμβασης (όπως ορίζεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές) και 70% με την ολοκλήρωση 
του έργου και την οριστική παραλαβή του. 

Το'Εργο-Πράξη λήγει στις: 31/12/2013 

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 
5/6/2012 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΦΕΚ 
και στον Ελληνικό Τύπο: 8/6/2012. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
της διακήρυξης και των επί μέρους παραρτημάτων δί¬ 
δονται από το Γραφείο Προμηθειών του ΕΑΠ κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από την Πάροδο Αρι- 
στοτέλους 18 - Περιβόλα Πατρών (Κτίριο Β, Α' όροφος, 
Νότια Πτέρυγα), ΤΚ 263 35 ΠΑΤΡΑ, τηλ 2610-367.659, από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 
14.00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: νννννν.ββρ.ςι· 

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές 
δίνονται από τον Καρούσο Νικόλαο στο τηλ. 2610- 
367.693 ο-πιαίΙ: ΙθΓου5θ5@Θ3ρ.9Γ 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

1. Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή 
οδών Μιχαήλ Πατσαλιά και Λουριώτη», συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού 200.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντί¬ 
θεται από τις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογι¬ 
σμό 137.625,81 € και Η/Μ Εργασιών, με προϋπολογισμό 


24.969,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα 
και απολογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Γραμ- 
ματεία ΤΥΔ Δήμου Αρταίων, Περιφ. οδός και Αυξεντίου - 
Αρτα, μέχρι την 21η Ιουνίου 2012. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέ¬ 
φωνο 26813 62235-224, ΡΑΧ επικοινωνίας 2681362254, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αριστείδης Γ Κού¬ 
βας, Αναστασία Κοντοδήμα, τηλ. 26813 62222. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Ιουνίου 2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
του άρθρου του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 
τάξεις Α2 και 1η (πρώτη) παντός Νομού ή 2η (δεύτερη) με 
έδρα τον Νομό, για έργα κατηγορίας εργασιών Οδοποι¬ 
ίας και Α1 και Α2 και 1η (πρώτη) παντός Νομού για έργα 
κατηγορίας Η/Μ εργασιών β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ της χώρας των, 
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εφόσον την τελευταία 
πενταετία έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο στην χώρα τους 
όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ΜΕΕΠ. δ) κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω 
περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τον όρο του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν3669/08 και με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας ε) κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και 1η (πρώτη) παντός Νομού 
ή 2η (δεύτερη) με έδρα τον Νομό, για έργα κατηγορίας 
εργασιών Οδοποιίας και Α1 και Α2 και 1η (πρώτη) πα¬ 
ντός Νομού για έργα κατηγορίας Η/Μ εργασιών, για την 
κάλυψη των κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 
τάξη Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.252,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Υπουρ¬ 
γείου Εσωτερικών με το ποσόν των 200.000, € (αριθ. 
Εγγρ. Έργου ΚΑ. 30-7323.058). 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Άρτα, 5 Ιουνίου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
Αριθμ. 8470 

Ο Δήμος Ερυμάνθου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανά¬ 
θεση του έργου «Αντικατάσταση Υφιστάμενου Δικτύου 
Ύδρευσης Τ.Κ. Ερυμάνθειας», με το σύστημα προσφο¬ 
ράς των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, 
του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 131/98. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπο¬ 
λογισμό 172.513,51 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 
68.756,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) και γ) κατηγορία ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ με 
προϋπολογισμό 59.761,40 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με ημερομηνία θεώ¬ 
ρησης 01/03/2012, ανέρχεται στο ποσό των 301.031,38 
ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
381.376,67 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/07/2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ερυμάνθου, στην έδρα του 
Δήμου στην Χαλανδρίτσα Αχαΐας ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσής 
τους, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ερυμάνθου στην 
έδρα του Δήμου στην Χαλανδρίτσα Αχαΐας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΔΕΠΙΝ 2007-2013» της Περιφέρειας Δυτ. 
Ελλάδας με κωδικό πράξης 2011ΕΠ00180039. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανά- 
δοχο σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στη 
Διακήρυξη και με όσα ορίζονται στο άρθρο 51 του Ν. 
3669/08. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 


α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 
171/87 και Π.Δ. 131/98. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους έξι χιλιάδων είκοσι 
(6.020,00) Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα 
(210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ- 
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ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερυμάνθου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Ερυμάνθου στο Δημαρχείο, στην Χαλανδρί- 
τσα Αχάίας (Αρμόδιος: Ευάγγελος Τσιλίγκας τηλ. 26943 
60330) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν 
γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ,λ.π) χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους μέχρι και την Πέμπτη 28/06/2012 (και αν αυτή 
είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ όσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας. (Αρμόδιος Ευάγγελος 
Τσιλίγκας τηλ. 26943 60330). 

Χαλανδρίτσα, 5 Ιουνίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΠΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Αριθμ. 11652/30.5.2012 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας διακηρύσσει Ανοικτό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης 
για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε Κασσάνδρας», όπως 
αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών 
καυσίμων όπως ισχύει κάθε φορά, προϋπολογισμού 
145.140,00 € με τον Φ.Π.Α με χρηματοδότηση από ίδι¬ 
ους πόρους. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε μερικό σύνολο 
118.000,00 €, ΦΠΑ 27.140,00 € και η διάρκεια σύμβασης 
ορίζεται σε έξι ( 6) μήνες. 

Η δημοπράτηση αφορά την αγορά-προμήθεια (βεν¬ 
ζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου 
θέρμανσης και ελαιολιπαντικών), σύμφωνα με τον 
Ν. 3463/06, Υπ.Απ. 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ και την υπ’ 
αριθμ. αποφ 51/2012 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρει¬ 
ας Κεντρικής Μακεδονίας για παροχή εξουσιοδότηση 
στους Δήμους, προμήθειας καυσίμων. 

Γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό α) όλα τα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, β) οι συνεταιρισμοί, γ) οι ενώσεις 
προμηθευτών, ενώ οι προσφορές θα είναι συνταγμένες 
στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 5% 
επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 
7.257,00 κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τρα- 
πέζης. 

Ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζουμε την 
29/06/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. της αυ¬ 
τής ημερομηνίας, στα γραφεία του Δήμου Κασσάνδρας 


Δημαρχείο Κασσανδρεία Χαλκιδικής τ.κ 630 77 -ενώπιον 
της Επιτροπής. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 29/06/2012 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. της αυτής ημε¬ 
ρομηνίας. 

Δεν απαιτείται αποστολή της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης στην Ε.Ε.Κ. για δημοσίευση. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό 
Τύπο η 8/06/2012. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 8.00 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών (τηλ. 
2374350164, φαξ 2374020454) κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Κασσάνδρεια, 30 Μαΐου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Αριθμ. 1954/109119 

Το Δασαρχείο Χαλκίδας διακηρύσσει ότι θα διενερ¬ 
γήσει στις 19 Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10: 00 π.μ. τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
μίσθωση ανά ώρα εργασίας: 

α) (1) έναν προωθητήρα ΘΑΤΕΒΡΙΙ_Ι_ΑΒ Θ6 ή Ό7 ιππο¬ 
δύναμης 120 ΗΡ και άνω με υδραυλικό σύστημα προώ¬ 
θησης και ΒΙΡΕΒ και 

β) (2) δύο διαμορφωτήρων ΟΑΤΕΒΡΙίίΑΒ ή αναλόγου 
τύπου και εργοστασίου ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω 
με σπαστό μαχαίρι, προκειμένου να εκτελέσει με αυτε¬ 
πιστασία τις χωματουργικές εργασίες του έργου «Συ¬ 
ντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών 
περιοχής Δασαρχείου Χαλκίδας για το έτος 2012». 

Η σχετική δαπάνη των ανωτέρω μηχανημάτων θα 
ανέλθει στο ποσό των 25.000,00 € με ΦΠΑ ή 8.333,33 € 
κατά μηχάνημα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχεί¬ 
ου Χαλκίδας - Χαϊνά 97, σύμφωνα με τους όρους του 
1834/102037/28-05-2012 εγγράφου του Δασαρχείου Χαλκί¬ 
δας που αφορά, «Τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την μίσθωση μηχανημάτων». 

Η Εγγύηση Συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή σε στρογ- 
γυλεμένο ποσό 136,00 € για κάθε μηχάνημα. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος, τότε θα επαναληφθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών τευχών διαγωνισμού (μελέτη, ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από το Δασαρχείο Χαλκίδας τηλ. 22210 84444 
(εσωτ. 209) αρμόδιοι υπάλληλοι Κων/νος Παλαιολόγος 
και Ολυμπία Αποστόλου. 

Χαλκίδα, 5 Ιουνίου 2012 

Η Δασάρχης 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΜΙΛΗ 
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